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GINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 04, 
META 08, META 10 y META 13 


“Ejecucion presupuestal de inversiones igual o 
mayor al 40% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de inversiones” 



PRESENTACION 

Mejorar la provision de servicios publicos implica una adecuada gestion del gasto 
publico en las etapas de ejecucion y seguimiento asi como la coordination entre el 
gasto corriente y el gasto de capital. Para lograr los resultados esperados definidos 
en la fase de formulation se requiere que la fase de ejecucion sea efectiva y 
conforme a lo planificado. 

El incremento del nivel de ejecucion presupuestal de inversiones contribuira a la 
provision de activos necesarios para el desarrollo local en los terminos y beneficios 
esperados, y a su vez fortalecera la gobernabilidad local entre la poblacion a sus 
autoridades. 

La presente Guta busca orientar la mayor y mejor ejecucion del gasto destinado a 
Proyectos de Inversion Publica en las municipalidades con la finalidad de satisfacer 
las necesidades publicas de los ciudadanos y promover el desarrollo sostenible de 
sus territorios, en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP). 

Cabe senalar que por el lado de las inversiones, todo esfuerzo de preparar y evaluar 
adecuadamente un proyecto seria inutil si la ejecucion es ineficiente. Una mala 
ejecucion resultara en sobrecostos, sobretiempos y por tanto menor rentabilidad 
social, postergando asi la solution de problemas de la sociedad asi como el costo 
politico para las autoridades; asimismo, por el lado macroeconomico, una ejecucion 
eficiente y eficaz favorecera un mayor dinamismo economico a partir del mayor 
impulso fiscal asociado. 


Direction General de Inversion Publica 

Ministerio de Econorma y Finanzas 
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1. ASPECTOS GENERALES 


a. Objetivo 

La presente guia tiene como objetivo establecer las pautas, plazos y 
procedimientos a seguir por las municipalidades para el correcto 
cumplimiento de las siguientes metas del Programa de Incentivos a la mejora 
de la gestion municipal del ano 2016 (PI): 

^ META 04: “Ejecucion presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones”. 

META 08: “Ejecucion presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones”. 

META 10: “Ejecucion presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones”. 

META 13: “Ejecucion presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones”. 

b. Ambito de aplicacion 

El ambito de aplicacion de la presente Guia corresponde a las 
municipalidades clasificadas como: 

S “Municipalidades de ciudades principales tipo A”. 

'S “Municipalidades de ciudades principales tipo B”. 

^ “Municipalidades de ciudades no principales con 500 o mas viviendas urbanas”. 

S “Municipalidades de ciudades no principales con menos de 500 viviendas urbanas”. 

c. Marco normativo 

El siguiente cuadro presenta el marco normativo aplicable a la meta: 


Dispositivo Legal 

Nombre 

Ley N° 29332 y modificatorias 

Ley que crea el Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestion Municipal. 

Decreto Supremo N° 400-201 5-EF 

Aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignacion de los 
recursos del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestion Municipal del ano 201 6. 

Resolucion Directoral N “003-2016- 
EF/50.01 

Aprueba instructivos para cumplimiento de 
metas del Programa de Incentivos para la 
Mejora de la Gestion Municipal para el ano 201 6. 

Ley N a 27293 y modificatorias 

Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica. 

Resolucion Directoral N a 003-201 1-EF- 

Aprueba Directiva General del Sistema Nacional 

68.01 y modificatorias 

de Inversion Publica. 


d. Fecha de cumplimiento de la meta 

Las municipalidades deben cumplir con la META 04, META 08, META 1 0 y 
META 1 3 hasta el 31 de juiio de 201 6. 
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2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PARA CUMPLIR LA META 


a. Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento 

Ei siguiente cuadro presenta las actividades y nivel de cumplimiento 
establecido para la META 04, META 08, META 10 y META 13 del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestion Municipal (PI): 


CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES ^“aGON 

PUNTAJE 

Actividad 1 : 

Alcanzar una ejecucion presupuestal destinada a 
proyectos de inversion publica al 31 de julio de 201 6 
igual (o mayor) al 40% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de inversion publica registrado al 
31 de enero de 2016 (1). 

Para efectos de la evaluacion se considerara la 
generica 2.6 Adquisiciones de Activos No 
Financieros vinculados a proyectos de inversion 
publica (estudios de preinversion, expedientes 
tecnicos y proyectos de inversion publica). 

Forma de calculo: 

Monto devengado de 
inversion publica ai 31 de 
julio de 2016 respecto al 
PIM de inversion publica 
al 31 de enero de 2016 
igual (o mayor) al 40%. 

Informacion 
registrada en el 
Sistema Integrado 
de Administracion 
Financiera - SIAF al 
31 de julio de 2016 

80 

PUNTAJE MINIMO PARA CUMPLIR LA META 

80 

PUNTOS 

Actividad 2: 

Alcanzar una ejecucion presupuestal destinada a 
proyectos de inversion publica al 31 de marzo de 
2016 igual o (mayor) al 10% del Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de inversion publica 
registrado al 31 de enero de 2016. 

Para efectos de la evaluacion se considerara la 
generica 2.6 Adquisiciones de Activos No 
Financieros vinculados a proyectos de inversion 
publica (estudios de preinversion, expedientes 
tecnicos y proyectos de inversion publica). 

Forma de calculo: 

Monto devengado de 
inversion publica al 31 de 
marzo de 2016 respecto 
al PIM de inversion 
publica al 31 de enero de 
2016 mayor o igual al 
10%. 

Informacion 
registrada en el 
Sistema Integrado 
de Administracion 
Financiera - SIAF al 
31 de marzo de 
2016 

10 

Actividad 3: 

Alcanzar una ejecucion presupuestal destinada a 
proyectos de inversion publica al 31 de julio de 201 6 
mayor al 40% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de inversion publica registrado al 
31 de enero de 2016. 

Para efectos de la evaluacion se considerara la 
generica 2.6 Adquisiciones de Activos No 
Financieros vinculados a proyectos de inversion 
publica (estudios de preinversion, expedientes 
tecnicos y proyectos de inversion publica). 

Forma de calculo: 

Monto devengado de 
inversion publica al 31 de 
julio de 2016 respecto al 
PIM de inversion publica 
al 31 de enero de 2016 
mayor al 40% hasta el 
45%. 

Informacion 
registrada en el 
Sistema Integrado 
de Administracion 
Financiera - SIAF al 
31 de julio de 2016. 

05 

Forma de calculo: 

Monto devengado de 
inversion publica al 31 de 
julio de 2016 respecto al 
PIM de inversion publica 
al 31 de enero de 2016 
mayor al 45%. 

05 (+5) 

PUNTAJE MAXIMO 

100 

PUNTOS 


(1) De lograr un menor porcentaje al mfnimo requerido, el puntaje asignado sera proporcional a lo logrado. 
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b. Actividades Obligatorias 


Las actividades obligatorias de la META 04, META 08, META 10 y META 13 
permitiran obtener 80 puntos, puntaje rnmirno requerido para el cumplimiento de 
la meta. 


La presente meta tiene como objetivo impulsar la ejecucion del gasto destinado 
a Proyectos de Inversion Publica en los gobiernos locales, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades publicas de los ciudadanos y promover el desarrollo 
sostenible de sus territorios, en el marco del Sistema Nacional de Inversion 
Publica (SNIP). 

El SNIP es un sistema administrativo descentralizado, por tanto, las decisiones 
sobre la ejecucion de un Proyecto de Inversion Publica se adoptan en las 
entidades del nivel nacional, regional o local, de acuerdo con las competencias 
de cada una. 

Un Proyecto de Inversion Publica (PIP) es toda intervention limitada en el 
tiempo que utiliza total o parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de o de provision de 
bienes o servicios; cuyos beneficios se generan durante la vida util del proyecto 
y estos sean independientes de los de otros proyectos. 


No son PIP: 


■ No son Proyectos de Inversion Publica las intervenciones que 
constituyan gastos de operation y mantenimiento. 

■ Tampoco constituye un PIP aquella reposition de activos que: 

i) Se realice en el marco de inversiones programadas de 
un proyecto declarado viable; 

ii) Este asociada a la operatividad de las instalaciones 
fisicas para el funcionamiento de la entidad; o 

iii) No implique la ampliation de capacidad para la provision 
de servicios. 


La DGIP ha preparado las pautas correspondientes a la etapa de ejecucion de 
la inversion publica a fin de contribuir con la mejora de la gestion de las 
municipalidades. En el Anexo B “Orientaciones para la ejecucion de la 
inversion publica en las municipalidades”, se detallan los pasos a tomar en 
cuenta a fin de agilizar la ejecucion. 



“Alcanzar una ejecucion presupuestal destinada 
a proyectos de inversion publica al 31 de julio de 
2016 igual (o mayor) al 40% del Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de inversion 
publica registrado al 31 de enero de 2016” 
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Nota: Las municipalidades que no se encuentren en el SNIP, deben 
cumplir con la actividad 1 al 31 de julio, bajo las mismas condiciones dado 
que la inversion publica debe orientarse a las intervenciones prioritarias 
de manera oportuna. 


Forma de Calculo 

El indicador de la actividad 1 , “Ejecucion presupuestal destinada a proyectos 
de inversion publica al 31 de julio de 2016 igual (o mayor) al 40% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversion publica registrado al 31 
de enero de 2016”, se calcula mediante la siguiente formula: 

Devengado de Inversion Publica (al 31 de julio) 

Indicador = 

PIM de Inversion Publica (registrado el 31 de enero) 

• El valor del denominador (PIM de inversion publica) corresponde a lo 
registrado al 31 de enero de 2016. 

• El valor del numerador (devengado de inversion publica) corresponde al 
nivel de ejecucion presupuestal registrado hasta el 31 de julio de 2016. 

• El resultado debe ser igual (o mayor) al 40% para obtener 80 puntos por 
el cumplimiento de la actividad. 


Ejemplo: La Municipalidad de San Joaquin, al 31 de enero de 2016 ha 
registrado en el SIAF un PIM para inversiones equivalente a S/ 2’523,615. 
Este monto (valor fijo) ya se encuentra registrado y almacenado en el 
sistema y sera usado como referenda para el calculo del indicador (esta 
informacion puede ser descargada de la pagina web del MEF - ver literal “e” 
mas adelante). 

Por su parte, el valor del devengado de inversion publica (variable) depende 
del nivel de ejecucion. Dicha variable puede consultarse en el Portal de 
Transparencia Economica del MEF-Consulta Amigable, mediante los pasos 
siguientes: 
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Ir a portal de Consulta Amigable y seleccionar la opcion desplegable “proyectos” en la esquina superior derecha: 

http://apps5.mineco.qob.pe/transparencia/Naveqador/default.aspx 


Transparency 
f Economica em 


Portal del MEF 


rtal de Trans parencia Ecor.omica 


Consulta Amigable 
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Ano 

2016 ▼ | Solo Proyectos ▼ 

6 Quien gasta 7 

<,En que se gasta 7 

cCon que se 
financian los gastos 7 

^Como se estructura 
el gasto 7 

i,Donde se gasta 7 



6 Cuando se hizo el gasto? 

Nivel de Gobierno 

Categona Presupuestal Funcion 

Fuente | Rubro 

Generica 

Departamento 



T rimestre Mes 


1 


piaC* 

PWO 

Certificacibn Q 

Com prom iso 
AnualQ 

Atencion de 
Compromiso 
Mensual 

Ejecucion Q 
Devengado 

Girado 

Avance 

% 

• 

TOTAL 

24,519,478,992 

26,274,227,694 

7,839,491,999 

3,342,613,575 

1,092,138,971 

747,723,581 

543,874,748 

2.8 


• Luego seleccionar el gobierno local correspondiente; ir en el siguiente orden: a) Nivel de Gobierno: GOBIERNOS LOCALES, 
b) Gob.Loc./Macom: MUNICIPALIDADES, c) Departamento, d) Provincia y, e) Distrito correspondiente, en este caso a la 


Municipalidad distrital de San Joaquin. 

A Reiniciar |*] Exportar [lfl| Graficar 




Ano 2016 ▼ | Solo Proyectos 

i,Quien gasta 7 <,En que se gasta 7 

4,Con que se 
financian los gastos 7 

^Corno se estructura 
el gasto 7 

i,Donde se gasta 7 

i,Cuando se hizo el gasto? 


Fuente Rubro 

Generica 

Departamento 

Trimestre Mes 






TOTAL 


24,519,478,992 

26,274,227,694 

7,839,491,999 

3,342,613,575 

1,092,138,971 

747,723,581 

543,874,748 
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Nivel de Gotxemo M: GOBIERNOS LOCALES 


4,616,851,931 

6,210,176,174 

1,297,941,094 

479,489,506 

338,325,346 

265,586,146 

207,848,620 

4.3 


A Gob.Loc./Mancom . M: MUNICIPALIDADES 


4,616,851,931 

6,206,925,541 

1.296.694,515 

478,835,125 

337,670,965 

264,931,765 

207,194,239 

4.3 

r 

A Departamento 02. ANCASH 


203.341,216 

341,975,834 

69,122,237 

18,120,556 

14,362,456 

11.535.999 

7,667,740 

3.4 


^ Provmcia 0200: CARHUAZ 


6,075,555 

11,997,909 

1,824.649 

325,977 

315,653 

304.608 

269.954 

2.5 








Ejecucion ^ 




Municipalidad 

PIA 1 ? 

PIM^ 

Certificacibn Q 

AnualQ 

Atencion de 
Compromiso 
Mensual 

Devengado 

Girado 

% 


c 020601-300125: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ 

1,996.108 

2,228,929 

257,684 

13,695 

13,695 

3,450 

3,450 

0.2 


C 020602-300126: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA 

206,633 

1,035,582 

880,997 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

0.4 


& 020603-300127: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA 

276,112 

274,335 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 


c 020604-300128: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA 

326.298 

397,934 

68,535 

64.158 

64,158 

64.158 

42,508 

16.1 

k. 

Q 020605-300129: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAQUERO 

243,485 

354,870 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

0.8 


• 020606-3001 30: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOAQUIN 

1,387,798 

4,500,081 

551,262 

184,150 

173,826 | 

1 173,026 

160.676 

26.07 


G 020607-300131: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA 

237,475 

246,673 

3,227 

3,227 

3,227 

3,227 

3,227 

1.3 
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• Se puede verificar que dicha municipalidad tiene un nivel de devengado de S/ 1 ’1 73,026, en proyectos al 31 de juiio del 2016. 

• El PIM de Inversion publica, es un dato dado, colgado en el portal del PI. 

• Entonces aplicando la formula, con el valor fijo como denominador y la variable como numerador: 


Devengado de Inversion Publica 1 ’173,026 

Indicador = = = 46.48% 

PIM de Inversion Publica 2 523,615 


Resulta un nivel de ejecucion de la inversion publica 46.48%, cifra mayor al 40% establecida como meta, lo cual le permite 
ganar al menos 80 puntos. 

Sin embargo, si este porcentaje no llega al 40%, no habra cumplido la meta; pero igual participara del ranking de 
municipalidades con un puntaje menor y proporcional a su diferencia. 


li 


c. Actividades Adicionales 


ACTIVIDAD 2 


“Alcanzar una ejecucion presupuestal destinada 
a proyectos de inversion publica al 31 de marzo 
de 2016 igual (o mayor) al 10% del Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de inversion 


Para el desarrollo de esta actividad, se debe revisar las pautas correspondientes 
a la etapa de ejecucion de la inversion publica desarrollada por la DGIP, las 
cuales se encuentran en el Anexo B “Orientaciones para la ejecucion de la 
inversion publica en las municipalidades”, se detallan los pasos a tomar en 
cuenta a fin de agilizar la ejecucion. 


Forma de Calculo 

El indicador de la actividad 2, “Ejecucion presupuestal destinada a proyectos 
de inversion publica al 31 de marzo de 2016 igual (o mayor) al 10% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversion publica registrado al 31 
de enero de 2016”, se calcula mediante la siguiente formula: 


Indicador = 


Devengado de Inversion Publica (al 31 marzo) 


PIM de Inversion Publica (registrado el 31 de 
enero) 


• El valor del denominador (PIM de Inversion Publica) corresponde a lo 
registrado al 31 de enero de 2016. 

• El valor del numerador (Devengado de Inversion Publica) corresponde al 
nivel de ejecucion presupuestal registrado hasta el 31 de marzo de 2016. 

• El resuitado debe ser igual (o mayor) al 1 0% para obtener 1 0 puntos por 
el cumplimiento de la actividad adicional 


Ejemplo: La Municipalidad de San Sebastian, al 31 de enero de 2016 ha 
registrado en el SIAF un PIM para inversiones equivalente a SI 2’580,000. 
Este monto (valor fijo) ya se encuentra registrado y almacenado en el 
sistema y sera usado como referenda para el calculo del indicador (dicha 
informacion puede ser descargada de la pagina web del MEF - ver literal “e” 
mas adelante). 

Por su parte, el valor del Devengado de Inversion Publica (variable) depende 
del nivel de ejecucion. Dicha variable puede consultarse en el Portal de 
Transparencia Economica del MEF-Consulta Amigable, tal como se definio 
en el ejemplo anterior. 

• Si dicha municipalidad tiene un nivel de devengado de S / 146,874, en 
proyectos al 31 de marzo del 2016. 
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• Entonces aplicando la formula, con el valor fijo como denominador y la 
variable como numerador: 


Devengado de Inversion 
Indicador Publica 


146,874 


PIM de Inversion Publica 2 580,000 


5.82% 


Resulta un nivel de ejecucion de la inversion publica de 5.82%, cifra 
menor al 10% establecida como meta, por lo que la municipalidad no 
obtendra los 10 puntos correspondientes a esta actividad. 

Dado que no llego al 10%, no habra cumplido la meta; pero igual 
participara del ranking de municipalidades con un puntaje menor y 
proporcional a su diferencia. 


ACTIVIDAD 3 


“Alcanzar una ejecucion presupuestal destinada a 
proyectos de inversion publica al 31 de julio de 201 6 
mayor al 40% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de inversion publica registrado al 31 
de enero de 2016” 


El porcentaje de ejecucion alcanzado en la actividad 3, puede determinar 02 
(dos) opciones de puntaje adicional: 


Mayor a 40% hasta 45% 

“Monto devengado de inversion 
publica al 31 de julio de 2016 
respecto al PIM de inversion 
publica al 31 de enero de 2016 
mayor al 40% hasta el 45%” 



05 PUNTOS ADICIONALES 


Mayor a 45% 

“Monto devengado de 
inversion publica al 31 de julio 
de 2016 respecto al PIM de 
inversion publica al 31 de 
enero de 2016 mayoral 45%” 



10 PUNTOS ADICIONALES 


Para el desarroilo de esta actividad, se debe revisar las pautas 
correspondientes a la etapa de ejecucion de la inversion publica desarrollada 
por la DGIP, las cuales se encuentran en el Anexo B “Orientaciones para 
la ejecucion de la inversion publica en las municipalidades”, se detallan 
los pasos a tomar en cuenta a fin de agilizar la ejecucion. 
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Forma de Calculo 


El indicador de la actividad 3, “Ejecucion presupuestal destinada a 
proyectos de inversion publica al 31 de julio de 2016 mayor al 40% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversion publica registrado al 
31 de enero de 2016”, se calcula mediante la siguiente formula: 


Devengado de Inversion Publica al 31 julio 

Indicador = 

PIM de Inversion Publica al 31 de enero 


• El valor del denominador (PIM de Inversion Publica) corresponde a lo 
registrado al 31 de enero de 2016. 

• El valor del numerador (Devengado de Inversion Publica) corresponde 
al nivel de ejecucion presupuestal registrado hasta el 31 de julio de 
2016. 

• Si el resultado es mayor al 40% hasta el 45%, obtiene 5 puntos 
adicionales 

• Si el resultado es mayor al 45%, obtiene los 10 puntos adicionales. 


Ejemplo: Si continuamos con el ejemplo de la actividad 1, en la 
municipalidad de San Joaquin, podemos observar que se ha obtenido un 
indicador de 46.48%, que es superior al 45%, lo que le otorgaria 10 puntos 
adicionales. 


d. Medios de verificacion 

■ La informacion a usarse corresponded a la que se encuentra registrada 
en el Sistema Integrado de Administracion Financiera - SIAF segun la 
fecha establecida. 

■ Toda referenda a Inversion Publica en el indicador, corresponde a lo 
registrado en la generica de gastos 2.6 Adquisiciones de Activos No 
Financieros vinculados a proyectos de inversion publica (estudios de 
preinversion, expedientes tecnicos y proyectos de inversion publica), 
segun el clasificador presupuestal aprobado para el ano 201 6, del Sistema 
Integrado de Administracion Financiera (SIAF). 


MEF/ DGPP 
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T .TRANS. GEN SUBGEN ESPECIF1CA 


2.5.5 2.1 3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICT1MAS DE TERRORISMO 

2.5 . 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES YCOMPENSACIONES 




ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 


NATURALES. 

GASTOS POR LAS INDEMMZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICOMAS DE TERRORISMO. 

GASTOS POR OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES AFINES NO CONTEMPLADOS EN LAS 
PARTIDAS ANTERIORES 

- GASTOS POR LAS INVERSIONES EN LA ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL QUE AUMENTAN EL 
ACTIVO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO. INCLUYE LAS ADICIONES. MEJORAS, 
REPARACIONES DE LA CAPACIDAD PRODUCT1VA DEL BIEN DE CAPITAL Y LOS ESTUDIOS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSION 


14 



e. Monitoreo de la ejecucion de la inversion publica 


Para realizar el monitoreo de la ejecucion del devengado de los Proyectos de 
Inversion Publica, las municipalidades necesitan consultar 2 fuentes de 
informacion para luego proceder a calcular el indicador: 

i) Fuente de Informacion para PIM al 31 de Enero: 

Para obtener el PIM de inversion publica al 31 de Enero (valor fijo), se 
debera consultar la pagina del PI del MEF. Al acceder al enlace, entrara a la 
pagina del PI a traves del siguiente enlace: 

http://www.mef.qob.pe/index.php?option=com content&view=article&id=222 
1 &ltemid=1 01 547&lanq=es 


Politica Economica Tributes 

Inversion 

Inversion 

Competitividad Presupuesto 

Tesoro 

Deuda 

Contabilidad 

y Social 

Publica 

Privada 

Publico 

Publico 

Publica 

Publica 


Presupuesto del A+ a- 

Sector Publico - 

Fases PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL - PI 


Presupuesto por 
Resultados 

Presupuesto 

Participativo 

Presupuesto 

Multianual 

I lncentivos para 
Gobiernos Locales 
y Regionales 

► Programa de 
Incentivos a la 
Mejora de la Gestion 
Municipal 

► Normatividad 

► Municipalidad Tipo 
A 

► Municipalidad Tipo 


El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestion Municipal (PI) fue creado mediante Ley N° 29332 y 
modificatorias[1] e implica una transference de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de 
metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades piiblicas del 
Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados cuyo logro requiere un 
trabajo articulado con las municipalidades. 

El PI es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR). orientado a promover las condiciones 
que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economfa local, incentivando a las 
municipalidades a la mejora continua y sostenible de la gestion local, cuyos objetivos son: 

1. Mejorar los niveles de recaudacion y la gestion de los tributes municipales, fortaleciendo la 
estabilidad y eficiencia en la perception de los mismos. 

2. Mejorar la ejecucion de proyectos de inversion publica. considerando los lineamientos de 
politics de mejora en la calidad del gasto. 

3. Reducir la desnutricion cronica infantil en el pais. 

4. Simplificar tramites generando condiciones favorables para el clima de negocios y 
promoviendo la competitividad local. 

5. Mejorar la provision de servicios publicos locales prestados por los gobiernos locales en el 
marco de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. 

6. Prevenir riesgos de desastres. 


A la izquierda de su pantalla encontrara las categorias municipales del PI, por 
lo que debera seleccionar la que corresponda a su clasificacion. 


Politica Economica Tributes 

Inversion 

Inversion 

Competitividad Presupuesto 

Tesoro 

Deuda 

Contabilidad 

y Social 

Publica 

Privada 

Publico 

Publico 

Publica 

Publica 


Presupuesto del 
Sector Publico - 
Fases 

Presupuesto por 
Resultados 

Presupuesto 

Participativo 

Presupuesto 

Multianual 

I lncentivos para 
Gobiernos Locales 
y Regionales 

► Programa de 
Incentivos a la 
Mejora de la Gestion 
Municipal 

► Normatividad 

► Municipalidad Tipo 
A 

► Municipalidad Tipo 
B 

► Municipalidad con 


Municipalidad Tipo A 


A+ A- 


Al 31 de julio 2016 Al 31 de diciembre 2016 


Metas 

Instructivos Aplicativos 

Convocatoria 

Sedes de 

Materiales 

Directorio 


Guias 

de Talleres 

Taller 

de Taller 


Meta 1 

— - 

* 

t 


s 

Meta 2 

- 




a 

Meta 3 

- 

* 



a 

Meta 4 

- 

* 

? 

a 
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Nota: Es necesario precisar que las metas definidas en la 
presente gufa son hasta el 31 de julio. Diferenciar con las metas 
de ejecucion de inversiones que apuntan al 31 de diciembre, la 
cuales se encuentran en la seccion “Instructivos Gufas” de la 
pagina web del PI. 


Observation: Es importante resaltar que esta informacion (PIM 
de inversion publics registrado el 31 de enero) no podran 
obtenerla en la “Consulta Amigable del MEF”, ya que dicho portal 
presenta informacion actualizada permanentemente. Para fines 
de medicion de las metas del PI usamos valores fijos que se 
encuentran en archivo descargable en el portal del PI 


ii) Fuente de Informacion para revisar el avance de la 
ejecucion diaria: 

Debera acceder a la “Consulta Amigable del MEF”. El enlace para acceder a 
dicha consulta es: 

http://apps5.mineco.qob.pe/transparencia/Naveqador/default.aspx 

El ejemplo considers una consulta con fecha 10 de febrero de 2016. 

El monto del caso no se corresponde con el monto real de la municipalidad 
que se ha tornado como ejemplo, ha sido adaptado para fines pedagogicos. 
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Paso 1 : Seleccionar el ano 

G ejecucion de X ^ untitled X « Ejecucion de X T » NIP012-2C •< ^ -iTf 1 6 - IN VERS x ^ Q Consutta An x ^ Seammient : x T Q Consulta An X ^ Prg jrama de X T * Programa de X 

GO apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap=Proyecto 


☆ = 


TransparerHCa 
Economics/ sum 


Portal del MEF I Portal de Transparency Economca 


Consulta Aniigable 

Consulta de Ejecucion del Gasto 


q Buscador Reportes 




miercoles. 10 de febrero del 2016 


r lH Exportar (H 
i,Quien gasta? 
Nivel de Gobierno 


iEn que se gasta? 
Categoria Presupuestal Funcion 


iCon que se 
financian los gastos 7 


i,Como se estructura 
el gasto? 


.-.Donde se gasta 7 
Departamento 


Ano 2016 ▼ 1 1 So|> Proyectos 
1999 


2000 
2001 
! 2002 


ido se hizo el gasto? 







Ejecucion 

2004 




piaQ 

PIM'? 

Certif icacion Q 

Com prom iso 
Anual Q 

Atencion de 


2005 

2006 



Avance 

% 





Mensual 

mmm* 

2007 





O TOTAL 

Notas 


24.519.478.992 26,274.227.694 


3.342,613.575 


• Los montos estan en Nuevos Soles. 

• La columna Avance % representa la razon del Devengado entre el PIM. expresado en porcentajes. 

• A partir del 2007 se comienza a incluir informacion de los Gobiemos Locales. Ver mas detalles. 

• A partir del 2012 el programa cambia de denomination por el de division funcional. y el subprograma por el de grupo funcional. 

• La informacion se actualiza diariamente. Ultima actualizacion: 09 de febrero de 2016. 

Sobre la informacion presentada | Estadisticas de uso 


Paso 2: Seleccionar “Proyectos” 


- 2008 

2009 

2010 
2011 
2012 

2013 

2014 

2015 


q Buscador Reportes 


miercoles. 10 de febrero del 2016 


Reiniciar |j5] Exportar iB Graficar 


<,Quien gasta? 
Nivel de Gobierno 


i,En que se gasta? 
Categoria Presupuestal Funcion 


4 ,Con que se 
financian los gastos 7 


i,Como se estructura 
el gasto 7 


i.D6nde se gasta 7 
Departamento 


A. 

rin^ fcstre 


| Solo Proyectos 


Activ id ades/Proy ec tos 
i! Solo Actrvidades 

Mes 







Ejecucion Q | 


m<5 

pmQ 

Certification Q 

Anual Q 

Atencion de 
Com prom iso 
Mensual 

Devengado 

Avance ■ 
Guado % 

O TOTAL 

24,519.478.992 

26,274,227.694 

7.839,491.999 

3.342.613,575 

1,092.138,971 

747,723.581 

543.874.748 2.8 
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Paso 3: Seleccionar su municipalidad 

Para ejecutar esta seccion debera hacer click en “Nivel de Gobierno” 


miercoies. 10 de febrero del 2016 


r 


T (} Buscador j^j Reportes 


A Reiniciar l*] Exporlar |lfl| Graficar 


Ano | 2016 ▼ | Solo Proyectos 


tQuien gasta? 
Nivel de Gobierno 


i,En que se gasta? 
Categoria Presupuestal Funcion 


tCon que se 
financian los gastos 7 


i,Como se estructura 
el gasto? 


<i,D6nde se gasta 7 
Departamento 


i,Cuando se hizo el gasto 7 
Trimestre Mes 








Ejecucion Q 


piaQ 

pimQ 

Certificacion ^ 

AnualQ 

Atencion de 
Com prom iso 
Mensual 

Devengado 

Girado 

® TOTAL 

24,519,478,992 

26,274,227,694 

7,839,491.999 

3,342,613,575 

1,092,138,971 

747,723,581 

543,874.748 


Luego debera seleccionar “M: GOBIERNOS LOCALES” y hacer click en la seccion “^Quien gasta?” -> Gob. Loc/Mancom. 


| *3. Buscador |^j Reportes 





miercoies, 10 de febrero del 2016 

A Reiniciar S Exportar [U| Graficar 




Ano 2016 ▼ | Solo Proyectos ▼ | 

iQuien gasta 7 

<,En que se gasta 7 

iCon que se 
financian los gastos 7 

^Como se estructura 
el gasto 7 

^Donde se gasta? 

iCuando se hizo el gasto? 

Gob.Loc./Mancom. 

Categoria Presupuestal | Funcion 

Fuente Rubro 

Generica | 

Departamento | 

T rimestre Mes 


- 

TOTAL 

24,519,478,992 

26,274,227,694 

7,839,491,999 

3,342,613,575 

1,092,138,971 

747,723,581 

543,874,748 

2.8 







Ejecucion Q 




Nivel de Gobierno 

piaO 

PIM<? 

Certificacion^ 

Com prom iso 
AnualQ 

Atencion de 
Com prom iso 
Mensual 

Devengado 

Girado 

Avance 

% 

d 








E: GOBIERNO NACIONAL 


16,548,592,775 

16.526.248,665 

5,617.855,948 

2,404.552,767 

553,212,397 

384,547,954 

259,647,229 

2.3 


M: GOBIERNOS LOCALES 


4,616,851,931 

6,210,176,174 

1,297,941,094 

479.489,506 

338,325,346 

265,586.146 

207,848.620 

4.3 

o R: GOBIERNOS REGIONALES 


3.354,034,286 

3,537,802,855 

923.694,958 

458.571,301 

200,601,228 

97,589.480 

76,378.899 

2.8 


v / 
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Aparecera una pantalla en la que debe seleccionar “M: MUNICIPALIDADES” y luego hacer click en la seccion “^Quien gasta?” -> 
Departamento 


miercoles, 1 0 de febrero del 2016 


q Buscador ^ Reportes 


A Reiniciar S Exportar [ifl| Graficar 


Ano 2016 ▼ 1 1 Solo Proyectos ▼"] 

qQuien gasta? i& que « gasta? fina^toTgls'to.? 

<,Como se estructura 
el gasto 7 

i,Donde se gasta 7 i,Cuando se hizo el gasto 7 

Departamento Categona Presupuestal Fundon Fuente Rubro 

Generica | 

Departamento Trimestre Mes 

TOTAL 24,519,478,992 

A Nivel de Gobiemo M G06IER NOS LOCALES 4,616,851,931 

26,274,227.694 7.839,491,999 

6,210,176,174 1,297,941,094 

3,342,613,575 1,092.138,971 747,723,581 543,874,748 2.8 

479,489,506 338,325,346 265,586,146 207,848,620 4.3 

s 

Gobiemos Locales / Mancomunidades PIA^ 

PIM Q Certif icacion O 

Ejecucion Q 

Compromise Atencl6 „ de Avance 

AnualV Com prom iso Devengado Girado 0 

Mensual 

1 • M: MUNICIPALIDADES 

4,616,851,931 

6,206,925,541 1,296,694,515 

478,835,125 337, 670, 965 264,931,765 207,194,239 4.3 

O N: MANCOMUNIDADES 

0 

3,250.633 1,246.578 

654.381 654.381 654,381 654.381 20.1 

l 

i 


Por ejemplo, si usted es de la Municipalidad Distrital de El Parco, debera seleccionar el Departamento, Provincia y finalmente accedera a su 
municipio. Seleccion de Amazonas y dar click en “Provincia” 


miercoles, 10 de febrero del 2016 


r 


1 q Buscador ^ Reportes 


A Reiniciar 0 Exportar (jfl| Graficar 

i,Quien gasta 7 
Provincia | Municipalidad 

TOTAL 

^ Nivel de Gobiemo M: GO0IERNOS LOCALES 
Gob.Loc.i'Mancom M: MUNICIPALIDADES 


Ano 2016 ▼ | Solo Proyectos 


,i,En que se gasta? 

^Con que se 
financian los gastos 7 

^.Corno se estructura 
el gasto 7 

<,Donde se gasta 7 

Categona Presupuestal | Fundon 

Fuente | Rubro 

Generica 

Departamento 


^.Cuando se hizo el gasto 7 
T rimestre Mes 


01: AMAZONAS 

02: ANCASH 
03: APURIMAC 


Departamento 


J Porcodigo | Por descripcion 


24.519.478.992 

26.274.227.694 

7,839.491.999 

3,342,613.575 

1.092,138,971 

747,723.581 

543,874,748 

2.8 

4,616,851,931 

6,210,176,174 

1,297,941.094 

479,489,506 

338,325,346 

265,586,146 

207,848,620 

4.3 

4.616,851,931 

6,206,925,541 

1,296,694,515 

478,835,125 

337, 670, 965 

264,931,765 

207.194,239 

4.3 





Ejecucion Q 


piaO 

PIM 9 

Cert if icacion Q 

Com prom iso 
AnualV 

Atencion de 
Com prom iso 
Mensual 

Devengado 

Girado 

Avance 

% 


45,569.627 87.104,757 27,655.300 10,545,252 9,196.451 4.868.884 

203.341.216 341.975.834 69.122,237 18. 120.556 14,362,456 11.535.999 

180,956,110 435,434,150 243,742,724 22,109,569 17,176,290 16,280,191 


^Como buscar 7 

3.996.532 5.6 

7,667,740 3.4 

15,066,466 3.7 
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Seleccion de Bagua y hacer click en “Municipalidad” 


miercoles. 10 de febrero del 2016 


Buscador Reportes 


A Reiniciar 1*1 Exportar [U| Graficar 




Ano 2016 ▼ | Solo Proyectos ▼ 

^Quien gasta 7 

^En que se gasta? 

i,Con que se 
fmancian los gastos 7 

cComo se estructura 
el gasto 7 

i,Donde se gasta 7 

^Cuando se hizo el gasto 7 

Municipalidad | 

Categon'a Presupuestal Fundon 

Fuente | Rubro 

Generica | 

Departamento 

Trimestre | Mes 

A TOTAL 

A Nivel de Gobemo M: GOBIERNOS LOCALES 
Gob Loc .Mancom M: MUNICIPALIDAOES 
A Departamento 01 : AMAZONAS 


24,519,478,992 26,274,227,694 7,839,491,999 

4.616.851.931 6,210,176,174 1,297,941,094 

4.616.851.931 6,206,925,541 1,296,694,515 

45,569.627 87,104,757 27,655,300 

3,342,613,575 1,092,138,971 747,723,581 543,874,748 2.8 

479.489.506 338,325.346 265.586.146 207.848.620 4.3 

478,835,125 337,670,965 264,931,765 207,194,239 4.3 

10,545,252 9,196.451 4.868,884 3,996,532 5.6 








Ejecucion O 



1 



pimC* 








j j ■'W 




Anual^ 

Compromiso 

Mensual 

Devengado 

Girado 


Q 0101: CHACHAPOYAS 


4,054,153 

10,764,780 

1,420,539 

482,359 

460.089 

460,089 

335,217 

4.3 


0102: BAGUA 


7,233,519 

8,463,276 

2,503,691 

530.355 

460,198 

460,198 

327,625 

5.4 


0103: BONGARA 


3,662,672 

15,896.128 

12,414,101 

1,213.392 

532,186 

532,186 

470,263 

3.3 


0104: CONDORCANQUI J 


8.324,090 

12,483,432 

1,277,395 

726.579 

691,579 

577,573 

577.526 

4.6 


Seleccion de la Municipalidad Distrital de El Parco y otendra la informacion sobre el Devengado de su gobierno local en el momento de la 
consulta. 


miercoles, 10 de febrero del 2016 


| Q Buscador jj| Reportes 


Reiniciar 3 Exportar |U| Graficar 


Ano | 2016 ▼ 1 1 Solo Proyectos 


<j,Quien gasta? 

^En que se gasta 7 

i,Con que se 
financian los gastos 7 

tComo se estructura 
el gasto 7 

^Donde se gasta 7 

^Cuando se hizo el gasto? 


Categon'a Presupuestal] Producto/Proyecto Fundon 

Fuente | Rubro 

Generica | 

Departamento | 

T rimestre Mes 


A TOTAL 

A Nivel de Gobemo M: GOBIERNOS LOCALES 
^ Gob Loc. /Mancom M MUNICIPALIDAOES 
A Departamento 01 AMAZONAS 
A Provtncia 0102: BAGUA 


24,519,478,992 

4.616.851.931 

4.616.851.931 
45,569.627 

7,233,519 

26,274,227,694 

6,210,176,174 

6,206,925.541 

87,104,757 

8,463,276 

7,839,491,999 

1,297.941,094 

1,296,694,515 

27,655,300 

2,503,691 

3,342,613,575 

479.489.506 

478.835,125 

10,545,252 

530,355 

1,092,138,971 

338.325,346 

337.670,965 

9,196,451 

460,198 

747,723,581 

265.586,146 

264.931,765 

4.868.884 

460,198 

543,874,748 2.8 

207.848.620 4.3 

207.194,239 4.3 

3.996,532 5.6 

327,625 5.4 

Munich 



pimO 

Certrficacion 

Compromiso 

AnualQ 

Efecucion 

alidad PlA'v 1 

Atencion de 
Compromiso 
Mensual 

Devengado 

Avance 

Girado ^ 

010201-300022: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA 

2,116.732 

2,223,711 

204.441 

137.465 

76.508 

76.508 

76,508 3.4 

O 010202-300023: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO 

1,047.019 

1,071,673 

578,321 

214,847 

214,847 

214,847 

191,203 20.0 

O 010203-300024: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECOPALLIN 

550,000 

549,686 

150,000 

25,700 

16,500 

16,500 

16,500 3.0 

• 01 0204-300025: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO 

153,306 

309.260 

106.794 

106.794 

106,794 

106,794 

3,865 34.5 

^ 010205-300026: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMA2A 

J 

2,835,762 

3,778,565 

1,323,950 

24,750 

24,750 

24,750 

18,750 0.7 
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ADVERTENCIA: La Consulta Amigable solo muestra information valida 
para el Numerador. El PIM que se visualiza en este portal no debe ser usado 
para el calculo debido a que se actualiza constantemente. Recordemos que el 
indicador que se usa para fines de calculo de la meta es el PIM valor fijo (“ya 
registrado en el sistema”) al 31 de enero de 2016, el cual esta colgado en el 
portal web del PI (tal como lo define el numeral “e” mencionado llneas atras). 
Por la misma razon, el avance % que nuestra la Consulta Amigable no es 
valido para fines de calculo de las Metas del Programa. 

Entonces, para el calculo del indicador se pide utilizar solamente el PIM con 
valores fijos al 31 de enero de 201 6 


Adicionalmente, si se requiere hacer seguimiento a que tipo de proyectos en ejecucion se estan considerando en la consulta 
amigable, deberan hacer click en la section “^En que se gasta?” -> Producto/Proyecto 


Buscador ^ Reportes 


Reiniciar 3 Exportar |j| Graficar 


Ano 2016 ▼ | Solo Proyectos ▼ 

cQuien gasta? ^ 

^En que se gasta? 

i,Con que se 
fmancian los gastos 7 

i,Como se estructura 
el gasto 7 

^Donde se gasta 7 

i,Cuando se hizo el gasto 7 


goria Presupuestal Producto/Proyecto Funcion 

Fuente Rubro 

Sub-Generica 

Departamento 

Trimestre | Mes 


▲ 

TOTAL 

24,519,478,992 

26,274,227.694 

7,839,491.999 

3,342,613,575 

1,092,138,971 

747,723,581 

543,874,748 

2.8 

▲ 

Nivel de Goto*mo M: GOBIERNOS LOCALES 

4,616,851,931 

6,210,176,174 

1,297,941,094 

479,489.506 

338,325,346 

265,586,146 

207,848,620 

4.3 

▲ 

Goto Loc./Mancom. M: MUNICIPALIOAOES 

4,616,851,931 

6,206,925,541 

1,296,694,515 

478,835,125 

337,670,965 

264,931,765 

207,194.239 

4.3 

▲ 

Depanamento 01 : AMAZONAS 

45,569,627 

87,104,757 

27,655,300 

10,545,252 

9,196,451 

4,868,884 

3,996,532 

5.6 

A 

Province 0102: BAGUA 

7,233,519 

8,463,276 

2,503,691 

530,355 

460.198 

460,198 

327,625 

5.4 

▲ 

Munc oa dad 010204-300025: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO 

153,306 

309,260 

106,794 

106,794 

106,794 

106,794 

3,865 

34.5 







E}ecuck>n O 



Gencrica 

pia9 

PIM 9 

Certificacion 9 

Com prom iso 
AnualQ 

Atencion de 
Com prom iso 
Mensual 

Devengado 

Girado 

Avance 

% 

• 

6-26: ADOUISICIOM DEACTIVOS NO FINANCIEROS 9 

153.306 

309,260 

106.794 

106,794 

106.794 

106,794 

3.865 

34.5 
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Acto seguido, seleccionar “Adquisicion de Activos No Financieros” y seleccionar “Producto/Proyecto” 

Buscador Reportes 

A Reiniciar tal Export a r |U| 3 ratio a r 
^Quien gasta? 


Ano | 2016 ▼ 1 1 Solo Proyectos 


cEn que se gasta 7 

zCon que se 
financian los gastos? 

iComo se estructura 
el gasto? 

iDonde se gasta? 

Categoria Presupuestalj Act./Accion de Inv./Obra Funcion 

Fuente | Rubro 

Sub-Generica | 

Departamento | 




^Cuando se hizo el gasto? 
T rimestre Mes 


TOTAL 

Niwet de Gobemo M: GOB I ER NOS LOCALES 
^ Gob Loc ,'Mancom M MUNICIPALIDADES 
A, Depart am emo 0 1 : AMAZONAS 
■a- Provincia 0102 BAGUA 


+ ( 


Gen erica 6-26 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 


'2000229: ELECTRIFICACION RURAL 
Ficha de Proyecto 

2000348: OBRAS DE EMERGENCIA 
Ficha de Proyecto 

2011090: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 
Ficha de Proyecto 

2265096: MEJORAMIENTO DEL CANAL MONTERRICO EN SUS CANALES LATERALES EL PROGRESO Y LA ALMENDRA EN 
EL CASERIO TOLOPAMPA. DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS 


24,519.478,992 

4,616.851,931 

4,616.851,931 

45,569,627 

7,233,519 

153,306 

153,306 


26,274,227,694 

6,210,176,174 

6,206,925,541 

87,104,757 

8,463,276 

309,260 

309,260 


7,839.491.999 

1,297,941.094 

1,296,694.515 

27,655,300 

2,503,691 

106,794 

106,794 


3,342,613,575 

479,489,506 

478,835,125 

10,545,252 

530,355 

106.794 

106.794 


1.092,138,971 

338,325.346 

337,670.965 

9,196,451 

460.198 

106.794 

106.794 


747,723,581 

265,586.146 

264,931.765 

4,868,884 

460.198 

106.794 

106.794 


543,874.748 

207,848.620 

207,194.239 

3,996,532 

327,625 

3.865 

3.865 


- 3 

4 3 


PIMO 

Certificacion ^ 

Com prom iso 
Anual^? 

Atencion de 
Com prom iso 
Mensual 

Ejecucion Q 
Devengado 

Girado 

— 

30,172 

0 

0 

0 

0 


0 


t 


CO 


.3; 5 


iii) £Como calculo el Indicador? 

Ejemplo: La Municipalidad de San Joaquin, al 31 de enero de 2016 ha registrado en el SIAF un PIM para inversiones 
equivalente a SI 2’523,615 (valor fijo). Este monto ya se encuentra registrado y almacenado en el sistema y sera usado como 
referencia para el calculo del indicador. 

Por su parte, el valor del Devengado de Inversion Publica esta en constante cambio conforme avanza el nivel de ejecucion. 
Dicha variable puede consultarse en el Portal de Transparencia Economica del MEF-Consulta Amigable, mediante los pasos 
siguientes: 

• Ir a portal de Consulta Amigable: http://apps5.mineco.qob.pe/transparencia/Naveqador/default.aspx 


22 



<- C D apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap=Proyecto 



☆ = 

Transparencia 
/ Economica a 

Consulta Amigable 

Consulta de Ejecucion del Gasto 

Portal del MEF i Portal de Transparencia Economica 

| 0 | Q Buscador j Reportes 

miercoles. 10 de febrero del 2016 

Reiniciar 3 Export ar |U| Graficar 


* 

Aho 2016 ▼ | Solo Proyectos * 

(Ouien gasta 5 >« ga.t.7 tlJS^Xo.’ 

tComo se estructura 
el gasto’ 

iDonde se gasta? 

iCuando se hizo el gasto? 

Nivel de Gobierno | Categoria Presupuestal Funcion 1 Fuente | Rubro | 

Generica 1 

Departamento 

Trimestre | Mes 





Ejecucion 9 



PIA^ PW-2 Certificacion O C ^nua^'*° 

Atencion de 
Compromise 

Devengado 

Avance 

Girado * 

• TOTAL 

24,519.478.992 26,274,227,694 7,839,491,999 3,342.613,575 

1,092,138,971 

747.723,581 

543,874,748 2.8 


Seleccionar la opcion desplegable “proyectos” en la esquina superior derecha. 


Luego seleccionar el gobierno local correspondiente; ir en el siguiente orden: a) 
LOCALES, b) Gob.Loc./Macom: MUNICIPALIDADES, c) Departamento, d) Provincia 
este caso a la Municipalidad distrital de San Joaquin. 


Nivel de Gobierno: GOBIERNOS 
y, e) Distrito correspondiente, en 


Bus cad or je] Reportes 



• Reiniciar i^l Exportar [Ml Graficar 









Ano 2016 ▼ 

ns 


^Quien gasta? 

4 ,En que se gasta? 


iCon que se 
financian los gastos? 

iComo se estructura 
el gasto? 

6 

Donde se gasta? 

cCuando ! 




Categoria Presupuestal Product o/Proyecto 

Funcion 

Fuente 

Rubro 

Generica 


Departamento 

T rimestre 


TOTAL 




24,519.478.992 

26.274,227.694 

7.839.491.999 

3.342,613.575 

1.092.138,971 

747,723,581 



Nivel de Gooemo M: GOBIERNOS LOCALES 




4.616.851.931 

6,210,176.174 

1.297,941,094 

479,489.506 

338,325,346 

265.586,146 


— 

Goto Loc /Mancom M: MUNICIPALIDADES 




4.616.851.931 

6.206,925.541 

1,296,694.515 

478,835,125 

337,670,965 

264,931,765 



Departamento 02: ANCASH 




203.341,216 

341,975.834 

69,122,237 

18,120.556 

14.362,456 

11.535,999 



Provincia 0208: CARHUAZ 

i 




6.075,555 

11,997.909 

1 ,824.649 

325,977 

315,653 

304,608 











Ejecucion ^ 



Mu n icipalidad 



PIA*^ 

pimQ 

Certificacion ^ 

Com prom iso 
Anual 1 ? 

Atencion de 
Com prom iso 

Devengado 

< 

020601-300125: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ 

1.996.108 

2,228,929 

257,684 

13,695 

13,695 

3,450 


C> 020602-300126: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA 

206.633 

1.035,582 

880.997 

4.000 

4.000 

4,000 


C 020603-300127: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA 

276.112 

274.335 

0 

0 

0 

0 


020604-300128: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANT A 

326.298 

397.934 

68.535 

64,158 

64,158 

64,158 


4 020605-300129: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAQUERO 

243.485 

354.870 

3.000 

3.000 

3,000 

3,000 


0 

020606-300130: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOAQUIN 



1.387.798 

2,523.615 

551,262 

184.150 

173,826 

173,026] 



020607-300131: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAR 1 AH U AN C A 



237.475 

246.673 

3.227 

3.227 

3,227 

3,227 



020608-300132: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO 



263.014 

1.836.004 

15.202 

13.892 

1 3,892 

13,892 



020609-300133- MIINICIPAI 1040 OISTRITAI OF SHII 1 A 



466 non 

46? 116 

n 

0 

0 

n 



• Se puede verificar que dicha municipalidad tiene un nivel de devengado de S/ 173 026, en proyectos al 09 de febrero de 
2016. 
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Paso 4: Entonces aplicando la formula 


Devengado de Inversion 
Indicador Publica (al 10 feb 2016) 

= PIM de Inversion Publica (al 

31 de enero de 2016) 


173,026 

2’523,615 


6.9% 


• De acuerdo al seguimiento, al 10 de febrero, tenemos un nivel de 
ejecucion de 6.9%, que esta aun por debajo de la meta. 

Si este nivel se mantiene hasta el 31 de marzo, o inclusive hasta el 31 
de julio, entonces la municipalidad no habra cumplido siquiera las 
actividades obligatorias que debe lograr, quedando descalificada. 

En ese sentido, es importante hacer un permanente seguimiento para 
asegurar el cumplimiento del indicador. 


f. Consideraciones: 

■s Es importante que la ejecucion de la inversion se actualice de manera 
diaria en el Sistema Integrado de Administration Financiera (SIAF), asi 
como considerar que la meta exige el avance de ejecucion del PIP en la 
situation de devengado. 

•s Solo se tomara como information valida del PIM, la registrada hasta el 
31 de enero de 2016. 


Importante: Para el caso de las municipalidades cuya 
estimation posterior al 31 de enero de 2016 sea menor a las 
estimaciones indicadas por el Ministerio de Econorma y Finanzas 
por los de recursos publicos por concepto de Canon y Sobrecanon 
y FONCOMUN: El PIM de inversion publica al 31 de enero de 
201 6 ajustado sera calculado por la Direccion General de Inversion 
Publica - DGIP. 


g. Entidad responsable del proceso de evaluacion 

La evaluacion del cumplimiento de la META 04, META 08, META 10 y 
META 1 3 sera realizada por la Direccion General de inversion Publica 
del Ministerio de Economi'a y Finanzas (MEF), utilizando los criterios 
establecidos en la presente Guta. 
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3. DIRECTORIO 


Responsable 

Correo 

Telefono 

Daniel Leiva 

dleiva@mef.qob.pe 

3115930 anexo 3824 

Rosangela Zavala 

rzavala(a)mef.aob.De 

3115930 anexo 3824 

Eduardo Ly 

elv@mef.aob.De 

3115930 anexo 3679 
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4. ANEXOS 


ANEXO A 

Preguntas Frecuentes 


1. cExiste plazos de prorroga o subsanacion para el cumplimiento de 
metas del PI? 


No, los plazos no pueden ser prorrogados ni tampoco las metas pueden ser 
subsanadas luego de vencido el plazo para su cumplimiento. En ningun caso 
se evalua la information remitida de manera extemporanea. 


2. tQue ocurre si las municipalidades no cumplen alguna de sus 
metas? 


El incumplimiento de metas tiene como consecuencia la no transferencia de 
los recursos establecidos para dicha meta. 


3. oPuedo presentar observaciones a los resultados de la evaluacion 
de las metas del PI? 


Si, luego de publicada la resolution directoral que aprueba los resultados de 
la evaluacion del cumplimiento de las metas del PI, la Direction General de 
Presupuesto Publico del MEF emitira un comunicado indicando el 
procedimiento para la presentacion de observaciones. La presentacion de 
observaciones, bajo ningun concepto, implica la subsanacion de las metas. 


4. £D6nde se publican los resultados de la evaluacion de metas? 


En el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal electronico del MEF. 


5. ^Que pasa si no estoy en el SNIP? 


Las municipalidades que no se encuentran en el SNIP, deben cumplir con la 
actividad 1 al 31 de julio, bajo las mismas condiciones; dado que la inversion 
publica debe orientarse a las intervenciones prioritarias de manera oportuna. 
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ANEXO B 


Orientaciones para la Ejecucion de la Inversion Publica 

en las Municipalidades 

La presente Gufa brinda orientaciones practicas para la ejecucion de inversiones 
con el fin de “Mejorar la ejecucion de proyectos de inversion Publica 
considerando los lineamientos de politica de mejora en la calidad del gasto”. 

A continuation presentamos recomendaciones que debe tomar en cuenta su 
entidad para la ejecucion optima del gasto de inversiones que permitira ademas 
el cumplimiento de la meta establecida. 


1. Revision de la cartera de Inversiones Presupuesto Institucional de 
Apertura 2016 


El primer dfa util de enero las entidades revisan y verifican la programacion de 
la inversion para el ano 201 6, a fin de identificar en su cartera de inversiones lo 
siguiente: 

a) Proyectos en liquidation 

b) Proyectos en ejecucion 

c) Proyectos con buena pro 

d) Proyectos con proceso de selection 

e) Proyectos con estudios definitivos y/o expediente tecnico 

f) Proyectos viables 

Esta action permitira verificar el orden de prioridad de los PIP y determinar 
necesidades de recursos financieros para la ejecucion de inversion, segun 
compromisos establecidos. 


2. Incorporation de Saldos de Balance 


A partir del primer dfa util, la entidad puede incorporar los saldos de balance 
segun requerimiento de ejecucion del gasto para: 

a) Garantizar la continuidad de los PIP en ejecucion 

b) Determinar el marco presupuestal de inversion para el ejercicio. 

Tener en cuenta que para el cumplimiento de la meta del PI se considerara el 
PIM al 31 de enero del 2016 (Es importante la actualization del marco 
presupuestal para garantizar gastos para la ejecucion de los PIP al mes de 
julio del ejercicio). 

Las entidades que tienen recursos de Canon, deben considerar la necesidad 
de financiamiento (Pago) del pliego hasta el mes de junio, fecha en el cual se 
hacen las transferencias del Canon, Sobrecanon y regalias correspondiente 
al periodo. 
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Las metas del PI consideran la ejecucion de la inversion a nivel de gasto 
devengado registrado en el SIAF. 


3. Aprobacion del PAC 


De acuerdo al articulo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones - Ley 
30225 las entidades aprueban su PAC dentro de los 1 5 dias habiles siguientes 
a la aprobacion del PIA y publicado en el SEACE., a partir del cual se procede 
a la ejecucion del presupuesto; la entidad debe incluir en el PAC la cartera de 
inversiones programada para el ejercicio segun necesidad de gasto para la 
ejecucion de inversiones: 

a) Gastos para continuidad de inversiones de los componentes del PIP 
(Obra y otros); 

b) Gastos para la ejecucion de inversiones de los PIP con buena pro y 
en proceso de seleccion; 

c) Gastos para la ejecucion de inversiones con expediente tecnico 
aprobado y vigente; 

d) Gastos para estudios, elaboration de expediente tecnicos y otros que 
se preve ejecutar en el ejercicio. 

Para lo cual debera realizar las siguientes acciones: 

a) Prevision de los recursos financieros que asegure la continuidad de la 
inversion para el ejercicio, en base a los compromisos establecidos 
para el ejercicio presupuestal. 

b) Prevision de los recursos financieros para la ejecucion de los PIP que 
cuentan con buena pro y/o contrato, en proceso de seleccion; segun 
cronograma establecido para el ejercicio presupuestal. 

c) Verification de la consistencia de los expedientes tecnicos (Formato 
SNIP 15, 16 y 17); para su inclusion en el PAC segun prioridad de 
ejecucion. 

El monto a incluir en el PAC para estos casos corresponde estrictamente al 
gasto ejecutable en el ejercicio segun cronograma de ejecucion de la cartera 
de inversiones. 


4. Cronograma de ejecucion de la Cartera de Inversiones 


La entidad elabora el cronograma de ejecucion de acuerdo a la situation de 
su cartera de inversiones, considerando lo siguiente: 

a) Cronograma de PIP en ejecucion segun contratos (Obra y otros 
componentes), para disponer de los recursos de manera oportuna, y 
evitar atrasos o penalidades. 
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b) Proyeccion de la firma de contrato que se encuentran con buena pro 
o en procesos de seleccion, a fin de determinar la proyeccion del gasto 
para el ejercicio. 

c) Elaborar cronograma de ejecucion PIP con expediente tecnico, 
considerando los plazos de contratacion, podra determinar en el marco 
presupuestal, recursos para el financiamiento de la obra y otros 
componentes, segun cronograma de ejecucion. 

d) Elaborar cronograma de ejecucion PIP viable nuevos, la entidad 
debera proyectar los requerimientos de gastos para la elaboration de 
los expedientes tecnicos. Si este culmina antes del mes de setiembre, 
la entidad considerando los plazos de seleccion y contratacion para la 
ejecucion del PIP, determina el marco presupuestal correspondiente. 1 


5. Certificacion de gasto de los PIP 


Una vez determinado el cronograma de gasto de inversion de la cartera de 
PIP del 2016, donde se considera la etapa de ejecucion de cada uno de ellos 
(PIP en ejecucion, en proceso de seleccion, y nuevos), se procede a la 
certificacion del gasto a fin de garantizar los recursos financieros para la 
ejecucion de PIP en los tiempos optimos, durante el ejercicio, considerando la 
disponibilidad de recursos con que contara la entidad durante el periodo 
presupuestal. 


6. Conformacion del Comite de Seguimiento a la inversion Publica 


A fin de cumplir estrictamente con el cronograma de ejecucion, la entidad 
requiere la conformacion de un Comite de Seguimiento a la Inversion Publica, 
el cual esta conformado: 

•s Titular del Pliego o en el que delegue, quien lo preside. 

•s Gerente General 

•s Gerente de Planificacion y Presupuesto 

•s Jefe de la Oficina de Programacion e Inversiones (OPI) 

•s Gerente de Infraestructura u Obras (Responsable de la ejecucion de 
la obra del PIP) 

•s Gerente de la OGA (Responsable de la ejecucion de otros 
componentes del PIP, ademas responsable de la verification de los 
informes tecnicos de la ejecucion del PIP. 

•s Representante de otra gerencia u oficina encargado de la ejecucion de 
otros componentes, segun sea el caso. 


1 Las municipalidades que no se encuentran en el marco del SNIP, haran lo propio a partir de la gestion 
de los expedientes tecnicos, dado que ellos no cuentan con las exigencias de la pre inversion. 


29 






s Otro funcionario que la entidad considere conveniente para su aporte 
tecnico para la ejecucion de la inversion. 

La conformation del Comite de Seguimiento a la Inversion Publica, debera 
formalizarse en el mes de enero del presente ano, mediante acuerdo de 
Consejo Municipal a fin de que la entidad cuente con el instrumento 
correspondiente para un estricto cumplimiento de la ejecucion de inversion. 


Nota: Para el caso de las municipalidades que no cuenten 
con la estructura organica suficiente, la constitution del 
comite de seguimiento debe adecuarse al tamano 
institucional. 


7. Determination de la Cartera Estrategica de Inversiones 


Una vez conformado el Comite de Seguimiento a la Inversion Publica se 
procede a determinar una cartera estrategica de inversiones (Principales PIP 
en terminos de monto de inversion), que en conjunto alcancen al menos el 
80% de la inversion programada. Sin que ello implique que los demas PIP no 
tengan seguimiento en su ejecucion por parte de la Unidad Ejecutora. 


8. Elaboration del Cronograma Mensualizado de la Ejecucion de la 
Inversion 


Una vez determinada la cartera de inversiones se elabora un “cronograma 
mensualizado” de seguimiento de los PIP considerando los siguientes 
aspectos: 

■s Ejecucion de inversion segun terminos y plazos de los contratos. 

•s Ejecucion de la inversion segun proyeccion del otorgamiento de Buena 
Pro y firma de contrato segun sea el caso 
■S Ejecucion de inversion de PIP viables nuevos en proceso de ejecucion 
de estudios definitivos y/o expediente tecnico. 

Este cronograma incluye metas ffsicas y financieras de la ejecucion de la 
cartera de inversiones a la cual se hara el seguimiento mensual. 


9. Seguimiento a la Ejecucion de la Inversion 


El Comite de Seguimiento de Seguimiento a la Inversion Publica se reune por 
lo menos una vez al mes para verificar el estricto cumplimiento del cronograma 
mensualizado de ejecucion de inversion, considerando: 


30 









1 ) Avarices de los compromises de terceros establecidos en los contratos. 

2) Cumplimiento de plazos de ejecucion. 

3) La calidad de la ejecucion de metas, entre otros; esta accion es 
informada por los responsables de la oficina de infraestructura y otra 
segun corresponda. 

El Comite realiza las siguientes acciones: 

•s Convocar a reuniones regulares de trabajo (una por mes). 

•s Los responsables de la ejecucion de la inversion sustentan ante el 
Comite el avance flsico y financiero de la ejecucion de los PIP. 

•s El aquellos PIP cuya ejecucion se muestra por debajo de lo establecido 
en el cronograma, el responsable sustenta ante el Comite las razones 
del atraso y plantea medidas correctivas. 

•s El Comite evalua la situacion y las propuestas de solucion, y plantea 
responsables tecnicos que tienen a su cargo la solucion de los 
problemas planteados, estableciendo plazos para su implementation, 
a fin de evitar atrasos financieros y de metas flsicas que pueden poner 
en riesgo la calidad de la inversion. 

■s Se firma un acta de acuerdos, estableciendo responsables y plazos de 
cumplimiento 

•s El Comite hace seguimiento a los acuerdos e informa en la siguiente 
sesion. 


10. Destrabe de Situaciones Negativas que afectan la normal ejecucion 
del PIP 


El Comite toma acuerdos de destrabe de procedimientos o situaciones 
negativas, que pueden presentarse durante la ejecucion de la inversion y que 
pone en riesgo su calidad tales como: 

■s Articulation de los sistemas que intervienen en la ejecucion de la 
inversion (Presupuesto, Contrataciones, Inversion Publica), a fin de 
evitar retrasos en la disponibilidad financiera, en los procesos de 
selection y contratacion, actualization de los Formatos SNIP 15, 16 y 
17, y otras acciones que requiera. 

■s Establece acciones de coordination de la unidad ejecutora, con otras 
entidades nacionales, regionales, locales, involucrados en el proceso 
de ejecucion de la inversion, segun sea el caso (firma de convenios, 
incumplimiento de convenios, oportunidad en la entrega de 
contrapartidas, y otros que pueden intervienen en el proceso). 
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11. Modificaciones Presupuestales 


En el caso de las modificaciones presupuestales, el Comite en coordination 
con la DGPP, tiene facultad para realizar modificaciones presupuestales, que 
mejoren la calidad de la cartera de inversiones, es necesario que la unidad 
ejecutora y el Comite consideren lo siguiente: 

•s Alineamiento de la inversion, para lo cual debe considerar la 
priorizacion financiera que requiere el alineamiento, de ser el caso, 

■S Que la modification de metas de inversion no afecten el financiamiento 
de los PIP en ejecucion, 
s No Inclusion de PIP no viables o inactivos, 

■s Evitar incluir exceso de PIP nuevos que pongan en riesgo el 
financiamiento de la cartera de inversion en ejecucion. 


12. Seguimiento del Comite de Seguimiento a la Inversion Publica a la 
meta (A JULIO DE 201 6) 2 


Para el caso de las metas 4, 8, 10, 13 del PI correspondientes a la 
ejecutabilidad de la inversion, la municipalidad debera considerar lo siguiente: 

■s Porcentaje de ejecucion igual o mayor al 1 0% al 31 de marzo del 201 6, 
respecto al PIM al 31 de enero del 2016. 

•s Porcentaje de ejecucion igual o mayor al 40% al 31 de julio del 2016, 
respecto al PIM al 31 de enero del 2016. 


13. Registro de la ejecucion de la Inversion en el SIAF 


Dado que la fuente de information para el seguimiento a la ejecucion de la 
inversion publica, asf como las metas del PI, es el Sistema Integrado de 
Administration financiera (SIAF), es importante que la ejecucion de la 
inversion se registre de manera inmediata, en la medida que se otorgue las 
conformidades segun lo establecido por el Sistema Nacional de Tesorerfa. 


2 Existen otras metas a diciembre de 2016 cuyos porcentajes de ejecucion y alineamiento establecidos 
varian segun el tipo de municipalidad definidos en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo N s 400-2015-EF. 


32 







5. SIGLAS 


MEF 

DGIP 

DGPP 

SIAF 

SNIP 

PIP 

PAC 

PIA 


: Ministerio de Econorma y Finanzas 
: Direction General de Inversion Publica 
: Direction General de Presupuesto Publico 
: Sistema Integrado de Administration Financiera 
: Sistema National de Inversion Publica 
: Proyectos de Inversion Publica 
: Plan Anual de Contrataciones 
: Presupuesto Institutional de Apertura 
: Sistema Electronico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado 
: Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestion 
Municipal 


SEACE 


PI 


6. GLOSARIO 






Ejecucion financiera del ingreso y del gasto.- Proceso de 
determination y perception o recaudacion de fondos publicos y, en su 
caso, la formalization y registro del gasto devengado asf como su 
correspondiente cancelation o pago. 

Gasto devengado.- Reconocimiento de una obligation de pago derivado 
del gasto comprometido previamente registrado. Se formaliza a traves de 
la conformidad del area correspondiente en la entidad publica o Unidad 
Ejecutora que corresponda respecto de la reception satisfactoria de los 
bienes y la prestacion de los servicios solicitados y se registra sobre la 
base de la respectiva documentation sustentatoria. 

Generica de gasto.- Nivel mayor de agregacion que identifica el conjunto 
homogeneo, claro y ordenado de los de los gastos en recursos humanos, 
materials, tecnologicos y financieros, asf como los bienes, servicios y 
obras publicas que las entidades publicas contratan, adquieren o realizan 
para la consecution de sus objetivos institucionales. 

Presupuesto Institutional de Apertura (PIA).- Presupuesto initial de la 
entidad publica aprobado por su respectivo Titular con cargo a los creditos 
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Publico para el ano fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 
Organismos Publicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y las 
municipalidades, los creditos presupuestarios son establecidos mediante 
Decreto Supremo. 
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• Presupuesto Institucional Modificado (PIM).- Presupuesto actualizado 
de la entidad publica a consecuencia de las modificaciones 
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional 
programatico, efectuadas durante el ano fiscal, a partir del PIA. 


• Proyecto de Inversion Publica (PIP).- Un Proyecto de Inversion Publica 
constituye una intervention limitada en el tiempo que utiliza total o 
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad productora o de provision de bienes o servicios de 
una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida util del proyecto 
y estos sean independientes de los de otros proyectos. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: a) El PIP debe constituir la solution a un 
problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. 
Su ejecucion puede hacerse en mas de un ejercicio presupuestal, 
conforme al cronograma de ejecucion de los estudios de preinversion y b) 
No son Proyectos de Inversion Publica las intervenciones que constituyen 
gastos de operation y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye 
Proyecto de Inversion Publica aquella reposition de activos que: (i) se 
realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto 
declarado viable; (ii) este asociada a la operatividad de las instalaciones 
ffsicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliation 
de capacidad para la provision de servicios. 

• Tipologia de proyectos.- Conjunto de PIP que comparten caracterfsticas 
particulares que los diferencian de otros; por esta razon, los sectores 
emiten normas tecnicas especfficas, o en el SNIP se elaboran 
instruments metodoiogicos por tipologfas. 
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